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K\  EL  DESEO  DE  ESTE^^DER  HASTA  LA  CAPITAL  LA 
LÍXEA  FÉRREA  CONSTRUIDA  ENTRE  ESCUINTLA  Y  EL 
IM'ERTO  DE  SAN  JOSK,  EL  SECRETARIO  DE  ESTADO  Y 
DEL  DESPACHO  DE  FOMENTO,  CON  AUTORIZACIÓN  JÍ 
INSTRUCCIONES  í:SPECIALES  DEL  SR.  GENERAL  PRE- 
SIDENTE, POR  UNA  PARTE,  Y  POR  LA  OTRA  LUIS 
SCHLESSINGER  Y  GUILLERMO  NANNE,  HAN  CELEBRA- 
DO EL  SíOUIENTK 
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Art.  1?  El  Supremo  Gobierno  de  la  República 
de  Guatemala  concede  á  Luis  Schlessinger  y  Gui- 
llermo Nanne  o  á  las  personas  que  legalmente  los  re- 
presenten, el  derecho  esclúsivo  de  construir  y  es- 
plotar  un  ferro-carril  por  máquinas  de  vapor  des- 
de Escuintla  á  esta  capital. 

Art.  2?  La  vía  se  construirá  por  donde  sea  mas 
fácil  y  conveniente,  siguiendo  en  general  la  direc- 
ción marcada  en  los  planos  y  estudios  levantados 
por  el  cuerpo  de  ingenieros,  bajo  la  dirección    del 


ingeniero  en  jefe  A.  J.  Sclierzer,  cuyos  planos  y  per- 
files van  agregados  y  firmados  por  ambas  partes; 
pudiendo  los  concesionarios  variar  este  trayecto,  á 
condición  de  ({ue  la  línea  férrea  no  se  separe  mas 
de  una  milla  inglesa  de  distancia  de  las  principales 
|)oblaciones  del  trayecto,  como  son  Palin,  Amati- 
tlan  y  Petapa. 

Si  hubiere  necesidad  de  tomar  algunas  partes  de 
la  carretera,  podrá  usarse  de  ella,  dejando  espedito 
un  espacio  amplio  y  suficiente  i)ara  el  libre  tráfico 
(le  las  carretas. 

Art.  39  Luis  Schlessinger  y  Guillermo  Nanne, 
tienen  el  derecho  de  formar  una  compañía  anónima 
con  accionistas,  sea  en  el  pais  ó  fuera  de  él,  según 
les  sea  mas  conveniente,  con  el  fin  de  obtener  los 
recursos  necesarios  para  la  construcción;  y  en  el 
caso  de  que  la  compañía  se  formase  en  el  pais  ob- 
tendrá todos  los  privilegios  y  derechos  de  una  cor- 
poración. 

Art.  4?  Todas  las  concesiones,  derechos  y  pri- 
vilegios que  por  la  presente  contrata  se  otorguen 
por  la  República  de  Guatemala  á  Luis  Schlessinger 
y  Guillermo  Nanne,  deben  entenderse  otorgados  y 
estendidos  á  sus  legales  representantes,  lo  mismo 
que  á  otras  personas,  compañía  ó  compañías  á  quie- 
nes ellos  asignasen  sus  derechos  ó  privilegios,  sea 
en  el  todo  ó  sea  en  parte;  pero  no  podrán  ceder  sus 
privilegios  y  concesiones,  admitir  como  socio,  o  hi- 
potecar la  línea  á  un  gobierno  extrangero. 

Art.  5?  Durante  el  término  de  veinticinco  años, 
contado  desde  la  fecha,  no  podrá  establecerse  otro 
ferro-carril  entre  la  villa  de  Escuintla  y  Guatema- 
la, quedando  Luis  Schlessinger  y  Guillermo  Nanne 
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ol)  ;inar  y  entenderse  con  la  actual 

irril  Central  de  (íuatcmala," 

ocho  de    prerorencia  otor- 

jrado  por  concesión  anterior  lí  (ruillernio  Nanne,  v 

:„,  .      ,  .         lie  conce- 

sión..- lerará  como  propiedad  abvsohita  de  los 

s,  6  asociados,  ú  de  sus 
1  termino  de  noventa  y 
nti  el  dia  déla  apertura 

Al  leiiiiinarlos  noventa  y  nueve 
>^  ,  -..*'"  fd  Ierro-carril  y  el  telégra- 
fo ira  fn  -  particular  establezca,  así 
como  ioh  iones  y  la  dotación  de  ma- 
terial r  '  ai.  ,.  ala  propiedad  de  la  nación, 
en  el                   lo  que  su  uso  corriente  permita. 

Art.  liV  Kl  Supremo  Gobierno  cede  gratiiita- 
ii\f   '     '  '  '  rosarios  los  terrenos  de  pro])iedad 

dr  ^        M\  nacionales  6  comunales,  necesa- 

rios para  la  construcción  del  ferro-carril,  sus  tur- 
minos,  esí  ^  oficinas,  almacenes  y  desvios  ne- 
cesarios, i  aponer  del  material  superfluo  saca- 
do de  los  cortes  del  trayecto,  y  para  desvios  indis- 
pensables para  ccmducir  piedra,  cal,  arena,  ladrillo 
y  cualquiera  otro  material  necesario  para  la  cons- 
trucción. Si  los  terrenos  por  donde  pase  la  vía,  ó 
en  donde  precisamente  hubiese  que  colocar  edificios, 
estaciones  o  desvios,  íuesen  de  propiedad  particu- 
lar, el  Supremo  Gobierno  los  espropiará  de  su  pro- 
pia cuenta,  tomando  como  base  de  la  vía  cien  pies 
ingleses  de  ancho  en  tierras  o  propiedades  particu- 
lares, y  doscientos  pies  en  terrenos  nacionales  o 
comunales.     Para  los  grandes  puentes  y  viaductos. 


edificios,  talleres  y  desvies,  se  concede  el  área  sufi- 
ciente para  la  construcción  y  esplotacion.  De  los 
terrenos  así  concedidos  y  espropiados,  los  concesio- 
narios se  obligan  á  levantar  por  su  cuenta  y  por  du- 
plicado los  planos  respectivos,  debiendo  guardarse 
uno  de  dichos  })lanos  en  el  archivo  de  la  Secretaría 
de  Fomento,   la  que  entregará   por  su  parte  á  los 

oncesionarios  sus  correspondientes  títulos  de  pro- 
piedad, conforme  á  las  leyes  del  pais.  El  Gobier- 
no Supremo  cede  igualmente  á  la  empresa,  en  pro- 
piedad absoluta  y  bajo  el  título  correspondiente, 
seis  manzanas  de  terreno  al  sur  del  edificio  de  San- 
to Domingo,  para  que  construya  la  estación  princi- 
pal  en  (xuatemala;  pero  que  quede  esta  unida  al 

dificio,  de  modo  que  el  Gobierno  pueda  establecer 
ru  el  las  aduanas. 

Art.  7?  Los  concesionarios  tienen  el  derecho  de 
introducir,  durante  el  término  de  la  concesión,  sin 
pagar  derechos  ó  impuestos  fiscales  ó  municipales, 
establecidos  o  por  establecer,  por  los  puertos  de  la 
República,  habilitados  ó  por  habilitar,  todos  los 
útiles,  máquinas,  herramientas  y  materiales  destina- 
dos á  la  ejecución,  construcción,  esplotacion  y  con- 
servación de  la  vía.  Igualmente  serán  libres  de 
todo  impuesto  y  timbre,  contribuciones  fiscales  ó 
municipales,  de  cualquier  clase,  establecidas  o  por 
establecer,  durante  todo  el  término  de  la  concesión, 
todas  las  obligaciones,  letras  ó  documentos,  emiti- 
dos ó  jirados  por  la  empresa.  Durante  la  construc- 
eion  serán  libres  igualmente,  todas  las  provisiones, 
víveres,  vestidos  y  otros  objetos  manufacturados, 
necesarios  para  los  obreros  y  empleados  de  la  em- 
presa.    Y  durante  este  mismo  término,  la  empresa 
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hará  uso  gratuito  de  los  telégrafos  Dacionalcs;  y  su 
corrcs|)oiulenc¡a,  bajo  el  sello  de  )a  misma  empresa, 
será  libre  de  porte. 

Art.  89  Los  empleados  y  obreros  de  la  empresa, 
íjuedan  esceptuados  del  servicio  militar  y  cargos 
consejiles,  menos  en  caso  de  guerra. 

Art.  9?  El  »Supremo  Gobierno  no  garantiza  nin- 
gún interés  sobre  el  capital  empleado  en  la  cons- 
trucción de  la  línea  férrea,  y  la  organización  finan- 
ciera, emisión  de  acciones  o  bonos  hipotecarios,  (iiic- 
i\ú  enteramente  al  arbitrio  de  los  concesionarios. 

Art.  ID.  El  Supremo  Gobierno  de  la  República 
se  obliga,  en  nombre  de  la  Nación,  á  pagar  por  el 
término  de  veinticinco  anos  ií  la  empresa  del  ferro- 
carril de  |1'  i;i  ií  Guatemala,  una  subvención 
anual  de  «1  .  venticinco  mil  pesos  ($125.000), 
outregables  por  cuartas  partes  por  trimestres  ade- 
lantados, comenzando  el  dia  de  la  apertura  oficial 
al  tráticü.  Ademas,  se  obliga  el  Supremo  (Gobier- 
no ú  hacer  á  los  concesionarios,  lí  cuenta  de  dichas 
subvenciones,  un  adelanto  de  quinientos  mil  pesos 
($000.000)  cu  vales  del  quince  por  ciento  (15  p%) 
amortizables  en  efectivo  en  derechos  marítimos,  los 
cuales  se  entregar«4n  á  los  concesionarios  cuando 
las  primeras  tres  millas  estén  niveladas;  pero  di- 
clios  vales  (|uedan  siempre  sujetos  en  la  amorti- 
zación á  la  ejecución  de  la  contrata.  Hasta  la  com- 
pleta amortización  de  estos  vales,  la  Compañía  no 
comenzará  á  cobrar  el  peaje  que  fija  el  pago  de  la 
subvención  restante  de  cien  mil  pesos  ($100.000) 
anuales  en  los  j)rimeros  veinte  anos,  y  se  recom- 
pensará por  el  tiempo  que  deja  de  percibir  di- 
cho peaje,    prolongándosele  el  goce  del  cobro  de  la 


misma  subvención  por  igual  tiempo  al  que  dejo  de 
recibir. 

Para  resarcirse  del  adelanto  de  quinientos  mil 
pesos  ($500.000)  el  Gobierno  retendrá  durante  el 
término  de  veinte  años,  veinticinco  mil  pesos 
($25.000)  anuales,  de  la  subvención  arriba  señala- 
da, quedando  así  amortizado  el  adelanto  de  los 
quinientos  mil  pesos,  ($500.000)  de  manera  que  du- 
rante los  primeros  veinte  años  la  subvención  se 
reduce  á  cien  mil  pesos  ($100.000)  anuales,  puesto 
que  los  veinticinco  mil  pesos  restantes  quedan  de- 
signados para  la  amortización  del  referido  adelanto 
de  quinientos  mil  pesos. 

Art.  11.  Para  hacer  efectiva  la  subvención  con- 
cediaa,  se  establece  un  derecho  de  peaje  de  cinco 
pesos  ($5)  por  cada  bulto  ó  carga  de  mercaderías 
de  seda,  algodón  ó  lana,  y  cincuenta  centavos 
(50  es.)  por  cada  bulto  de  comestibles  importados, 
cuyo  cobro  se  hará  directamente  al  comercio  por  la 
empresa  del  ferrocarril,  junto  con  sus  fletes,  dán- 
doles á  los  interesados  los  respectivos  recibos,  cu- 
yo valor  será  rebajado  por  el  Supremo  Gobierno 
en  la  liquidación  de  derechos  marítimos. 

Cada  trimestre  se  liquidarán  entre  el  Supremo 
Gobierno  y  la  empresa  las  cuentas  respectivas,  to- 
cantes á  la  subvención  así  establecida. 

Art.  12.  Los  bonos  hipotecarios  que  tenga  á 
bien  emitir  la  empresa,  serán  reconocidos  como  re- 
jistrados  en  el  Rejistro  de  la  República,  sin  mas 
requisitos  que  la  presentación  en  el  Rejistro  de  co- 
pia del  acta  de  hipoteca,  certificada  por  notario  pú- 
blico, y  autenticada  por  Ministro  ó  Cdnsul  de  ía 
República  en  el  exterior. 


Art.  13.  Los  concesionarios  tienen  la  facultad 
le  importar  el  número  de  operarios  que  crean  necc- 
arios  y  todos  los  contratos  celebrados  con  ústos 
eriín  válidos  y  el  Gobierno  empleará  todos  los  me- 
dios (|uc  estén  á  su  alcance  ¡)ara  hacerlos  cumplir. 
iiOs  concesionarios  tienen  la  facultad  y  el  derecho 
le  tomar  de  cualquier  manantial  de  agua,  la  nece- 

•      nra  el  consumo  de  sus  locomotoras,  trabajos 

ijadores;   igualmente  todos  los   materiales, 

orno  piedra,  cal,  maderas,  arena,  etc.,  indispensa- 

I  '  '  1  construcción,  siempre  quesea  de  terre- 

1.  les,  baldíos  ó  comunales;  pero  si  fuesen 

terrenos  de  «particulares,  la  empresa  deberá  enten- 

'    -(?  sobre  estos  materiales,  con  sus  respectivos 

úos. 

Art.  14.  El  Supremo  flíobieruo  conviene  en  dar 
lutoridad  pública  á  los  oficiales,  guardas  y  emplea- 
dos del  ferrocarril,  para  los  cuales  la  empresa  soli- 
citase tal  autoridad,  con  el  fin  de  conservar  el  buen 
í'rden  público  en  el  camino. 

El  Supremo  Gobierno  concederá  á  la  oniprosn  to- 
da la  protección  que  esté  á  su  alcance. 

Art.  15.  El  Gobierno  concederá  á  perpeUiidad 
á  los  concesionarios  en  los  terrenos  baldíos  de  la 
Uepública  y  en  el  lugar  que  de  común  acuerdo  de- 
signen las  dos  partes  contratantes,  mil  quinientas 
caballerías  de  tierra,  en  secciones  alternadas  de 
cincuenta  caballerías  cada  una,  en  los  puntos  en  que 
esto  sea  posible,  de  modo  que  una  de  dichas  seccio- 
nes quede  al  Gobierno  y  otra  á  los  concesionarios. 
Al  llegar  los  trabajos  de  la  vía  á  Palin,  se  hará  la 
designación  de  los  terrenos  que  deben  pertenecer  á 
los  concesionarios. 
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Art.  16.  Las  tarifas  para  pasajeros  y  fletes  se 
fijarán  á  su  tiempo,  por  la  empresa,  quedando  es- 
tablecido desde  ahora,  que  el  nuíximo  del  flete  por 
los  artículos  que  se  importen  del  extrangero,  será 
de  veinte  pesos  ($20)  por  toneladas  de  dos  mil  li- 
bras de  peso  (2.000)  6  cuarenta  pies  (40  pies)  cúbi- 
cos de  medida,  y  de  quince  pesos  ($15)  por  artícu- 
los y  productos  del  pais,  que  se  destinen  a  la  espor- 
tacion  d  al  consumo  interior,  con  excepción  del  café, 
])or  el  cual  se  pagarán  catorce  pesos  ($14)  por  to- 
nelada. Cuando  el  ferro-carril  de  un  diez  por  cien- 
to de  interés  se  cobrará  por  el  flete  de  cadatonela- 
do  de  caíe  doce  pesos  ($12);  y  cuando  dé  el  doce 
])or  ciento  de  interés  este  flete  se  cobrará  á  razón 
de  diez  pesos  ($10)  solaijiente.  Por  los  pasajes  en 
primera  clase  se  cobrarán  cuatro  pesos  ($4)  y  en 
segunda  dos  pesos  ($2).  Ganado  y  caballos  un 
peso  cincuenta  centavos  ($1  50  es.)  por  cabe- 
za; ovejas,  perros  y  cabros,  veinticinco  centavos 
(25  es.)  por  cabeza;  aves  de  corral  diez  centavos 
(10  es.)  Carga  peligrosa  inflamable,  piezas  demás 
de  dos  toneladas  de  peso  ó  de  cuarenta  pies  cúbi- 
cos de  volumen,  dinero  y  joyas,  quedan  sujetos  á 
convenios  especiales  entre  la  empresa  y  los  fleta- 
dores. Los  fletes  de  cualquiera  clase  de  objetos  de- 
ben ser  proporcionados  á  la  parte  de  la  vía  que 
tengan  que  recorrer,  sirviendo  de  base  la  tarifa  an- 
terior de  quince  pesos  ($15).  Los  pasajes  y  fletes 
por  conducción  de  animales  se  pagarán  proporcio- 
nalmente  á  la  parte  déla  vía  que  recorran,  sirvien- 
do^ de  base  los  precios  señalados  para  cada  clase 
señalada  en  la  tarifa  anterior. 

Art.  17.     La  conducción  de  correos  será  efectúa- 
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<la  Linente  por  los  trenes  ordinarios  de  la 
CotJi¡':iii  II.  La  tropa  Jefes  y  oficiales,  por  su  eípii- 
po  y  material  de  guerra,  iíj;ualinente  que  por  los 
empleados  en  comisión  del  Gobierno,  se  cobrarií  la 
mit    '           '  '    '  trifa,  acreditándose  con 

paj             ,         .  amenté,   el  J*rcsidente 

de  la  Kepública,  el  .leneral  en  jefe  de  las  fuerzas, 
ol  "  '  "  lio  y  (íuerra  y  el  Jefe  político 
de  -lian  y  Guatemala. 

Art.  18.  lia  empresa  no  será  responsable  de  los 
da'  '*)rtuitos  sufran  las  personas  y 

efn.  ,.. \iu  los  trenes  ó  délos  que  su- 
friesen en  f?ns  estacones  y  dependencias;  solo  en  el 
caso  «  fuesen   causados  por  culpa  ó 

ne^li^^r ^.iw...ida  de  los  empleados  do  la  em- 
presa, la  responsabilidad  será  de  ósta. 

Art.  r.í.  1?  Kl  ancho  de  la  vía  será  de  un  me- 
tro, medido  en  lo  interior  de  los  rieles. 

2?     La  gradiente  máxima  será  un  G  pg  . 

*]?  No  se  emplearán  curvas  de  menor  radio  de 
doscientos  pies  (200). 

49  Los  puentes  y  viaductos  serán  de  hierro  o 
acero,  ó  de  hierro  y  maderas  combinados  y  de  man- 
postería  donde  convenga. 

5?  Los  taludes  serán  los  naturales,  según  lo 
exija  el  terreno. 

6?  El  ancho  del  terraplén  será  de  diez  (lOj 
pies  iuíríeses  y  do  nuevo  (0)  pies  en  cortos  do  roca 
solida. 

7^  Kl  material  rodante  será  bueno  y  suíicion- 
te  para  poder  trasladar  trescientas  toneladas  (300) 
ó  mas,  si  fuere  necesario,  en  cada  dirección  del  dia. 

S?     En   terrenos   cultivados   la   empresa   usará 
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gaarda-ganados  o  cercas  para  la  protección  ele  la 
línea. 

9?  Los  dnrmientes  serán  de  ciprés  colorado  de 
California,  ó  de  otras  maderas  aprobadas   del  pais. 

10?  Los  rieles  serán  de  acero  de  treinta  j  cinco 
(35)  libras  yarda. 

Art.  20.  La  empresa  se  obliga  á  empezar  los 
trabajos  dentro  de  un  año,  contado  desde  el  dia 
quince  de  setiembre  del  corriente  año  y  abrir  el 
camino  al  tráfico  público,  tres  íiños  después  de  em- 
pezados, salvo  caso  fortuito  y  de  faerza  mayor. 

Art.  21.  Todos  los  términos  de  tiempo  áque  se 
refiere  la  presente  contrata,  serán  comprobados  en 
su  debido  tiempo  por  documento  mutuo  entre  las 
partes.  El  dinero  á  que  se  refiere,  se  entiende  de 
la  presente  ley  y  tipo. 

Art.  22.  Todas  las  cuestiones  técnicas  d  profe- 
sionales que  se  suscitaren  entre  el  Gobierno  y  la 
empresa,  serán  sometidas  ala  decisión  de  una  junta, 
compuesta  de  un  ingeniero  nombrado  por  el  Go- 
bierno y  otro  nombrado  por  la  empresa. 

En  el  caso  de  que  discordaren  de  opiniones,  se 
nombrará  de  común  acuerdo  un  tercero  dirimente, 
cuya  decisión  será  final. 

Art.  23.  En  caso  de  que  los  concesionarios  no 
empiezen  los  trabajos  dentro  de  un  año,  o  los  con- 
cluyan dentro  de  tres,  conforme  el  artículo  vigési- 
mo, caduca  de  hecho  esta  contrata  con  todos  sus 
privilegios  y  concesiones,  sin  perjuicio  de  que  los 
concesionarios  puedan  esplotar  la  parte  construida, 
y  continuar  la  línea  hasta  esta  ciudad. 

Art.  24.  Cualquiera  proposición  que  se  haga  al 
Gobierno  de  Guatemala  para  la  construcción  de  una 
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vía  l'jrrea  desde  Cluatemala  lia.^ta  o  luícia  la  ca^la 
del  Norte  6  Atlántico,  los  concesionarios  o  sus  le- 
Liales  representantes,  tienen  el  derecho  de  preferen- 
cia bajo  idénticas  condiciones  de  aceptar  la  ejecu- 
ción de  la  obra. 

En  fe  de  lo  cual,  y  para  debida  constancia,  se  lir- 
nian  tres  de  un  tenor  en  la  Secretaría  de  Fomento 
del  Gobierno  déla  Repnblicn  .í  troco  do  julio  de 
mil  ochocientos  ochenta. 


El  SecretArío  de  Fomento, 

Delfino  Sánchez. 


Luis  Schlessinger- 
Guillermo  Nanne- 


Palacio  Nacional: 
(íuatemala,  julio  13  de  1880. 

CoN.siDERAXDO:  quc  CU  cl  dcsco  dc  estender  has- 
ta la  capital  la  línea  férrea  construida  entre  Es- 
cuintla  y  el  puerto  de  san  José,  se  comisionó  espe- 
cialmente al  Secretario  de  Estado  y  del  despacho 
de  Fomento  para  que  aceptase  la  propuesta  que, 
sobre  el  particular,  eleyaron  al  G-obierno  los  seño- 
res Luis  Schlessinger  y  Guillermo  Nanne,  con  las 
modificaciones  que  le  parecieren  oportunas;  y  que, 
en  tal  yirtud,  ajusto'  dicho  funcionario  con  los  pro- 
ponentes el  conyenio  que  fué  firmado  en  esta  fecha, 
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el  cual  se  halla  ele  acuerdo  con  las  instrucciones  que 
para  su  celebración  se  le  comunicaron;  por  tanto, 
y  en  uso  de  las  facultades  concedidas  al  Ejecutivo 
por  el  decreto  que  emiti(í  la  Asamblea  con  fecha  30 
de  abril  del  año  en  curso,  el  Jeneral  Presiden- 
te acuerda:  ratificar  j  aprobar  todos  los  puntos 
que,  en  sus  24  artículos,  abraza  el  referido  con- 
trato.— Comuniqúese. 

Rubricado  por.  el  señor  Jeneral  Presidente. — Por 
impedimento  del  señor  Secretario  de  Fomento,  el 
de  Hacienda  v  Guerra. 


Barruiidia. 


M 


'^^''^  :^^ 


